COMUNE DI MARACALAGONIS 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

SERVIZI TECNICI 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 
SERVIZI TECNOLOGICI 

Allegata alia proposta di Delibera della Giunta Comunale n. 34 del 14-11-2011 

PROGRAMMA DEI LL.PP. E INVESTIMENTI DA REALIZZARE 

NEL TRIENNIO 2012/2014 

E ELENCO ANNUALE 

DEI LA VORI PER IL 2012 

ANNO 2012 
SERVIZI TECNICI 



CAP. istituendo - LAVORI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO CIMITERO 

COMUNALE 

Importo previsto Euro 65.000,00 

Finanziamento: 

- Fondi Cone. Cimit. Per Euro 65.000,00; 



CAP. istituendo - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 
SEGNALETICA STRADALE . 
Importo previsto Euro 50.000,00 

Finanziamento: 

-Fondi proventi sanzioni al C.d.S. , per Euro 5.000,00; 

-Fondi derivanti dalla vendita dei lotti PIP, per Euro 45.000,00; 



CAP. istituendo - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA . 
Importo previsto Euro 130.000,00 

Finanziamento: 

- Fondo Unico RAS, per Euro 130.000,00; 



CAP. istituendo - LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLE NORME DEL PALAZZO 
COMUNALE IN VIA NAZIONALE 
Importo previsto Euro 150.000,00 

Finanziamento: 

-Fondi oneri concessione L. 10/77, per Euro 130.000,00; 

- Fondi derivand dalla vendita dei lotd PIP, per Euro 20.000,00; 



CAP. istituendo - ACQUISTO ELEMENTI ARREDO URBANO 
Importo previsto Euro 25.000,00 

Finanziamento: 

- Fondi derivanti dalla vendita dei lotti PIP, per Euro 25.000,00; 



CAP. istituendo - LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
IMPIANTI NELL 'AREA SPORTIVA. 
Importo previsto Euro 95.189,00 

Finanziamento: 

-Fondi derivanti dalla vendita dei lotti PIP, per Euro 95.189,00; 



CAP. istituendo - LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
STRADE EXTRAURBANE . 

Importo previsto Euro 50.000,00 

Finanziamento: 

- Fondi oneri condono edilizio, per Euro 50.000,00; 

CAP. istituendo - LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIFACIMENTO STRADE CENTRO 
URBANO E RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE. 
Importo previsto Euro 130.000,00 

Finanziamento: 

- Fondi derivanti dalla vendita dei lotti PIP, per Euro 130.000,00; 



ANNO 2013 

- LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO PER STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI 
NELL 'AREA DI VIA DANTE . 

Importo previsto Euro 425.000,00. 

Finanziamento: 

- Fondi Finanziamento RAS, per Euro 382.500,00; 

- Fondi Cofinanziamento comunale per Euro 42.500,00; 

- LAVORI DI COMPLETAMENTO 3° STRALCIO FUNZIONALE OPERE INFRASTRUTTURALI 
DEL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI . 

Importo previsto Euro 250.000,00 

Finanziamento: 

- Fondi derivanti dalla vendita dei lotti, per Euro 250.000,00; 

SERVIZIO GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA . 
Importo previsto Euro 130.000,00 

Finanziamento: 

- Fondo Unico RAS , per Euro 130.000,00; 

- INTERVENTI DI REALIZZAZIONE LABORATORI SCIENTIFICIE SCUOLA MEDIA VIA 
GARIBALDI E ADEGUAMENTO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIA D'ANNUNZIO. 



Importo previsto Euro 370.000,00 

Finanziamento: 

- Fondi finanziamento regionale , per Euro 294.000,00; 

- Fondi bilancio comunale, per Euro 76.000,00; 

- LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE CENTRO 
ABITATO". 

Importo previsto Euro 200.000,00 

Finanziamento: 

- Fondi finanziamento RAS , per Euro 200.000,00; 

- LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL TRATTO VIARIO STRADA VIA SAN BASILIO . 
Importo previsto Euro 300.000,00 

Finanziamento: 

- Fondi R.A.S. , per Euro 255.000,00; 

- Fondi L. 10/77 , per Euro 45.000,00 (cofinanziamento a carico Ente); 



- LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREE LOCALITA' COSTIERE 
Importo previsto Euro 333.000,00 

Finanziamento: 

-Fondi R.A.S. , per Euro 299.700,00; 

- Fondi L. 10/77, per Euro 33.300,00 (cofinanziamento a carico Ente); 

- LAVORI DI RESTAURO TOMBA BIZANTINA IN LOCALITA' RIU SICCI 
Importo previsto Euro 80.000,00 

Finanziamento : 

- Fondi contributo Ras , per Euro 56.000,00; 

- Fondi oneri condono edilizio , per Euro 24.000,00; 



- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO STRADALE CENTRO 
URBANO 

Importo previsto Euro 100.000,00 

Finanziamento: 

Fondi Condono Edilizio, per Euro 50.000,00; 

- Fondi R.A.S. , per Euro 50.000,00; 

- INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI . 
Importo previsto Euro 70.000,00 

Finanziamento: 

- Fondi derivanti dalla vendita dei lotti PIP, per Euro 70.000,00; 

- INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VIABILITA' EXTRA 
URBANA COMUNALE 

Importo previsto Euro 70.000,00 

Finanziamento: 

-Fondi R.A.S., per Euro 70.000,00; 



ANNO 2014 

SERVIZIO GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA . 
Importo previsto Euro 130.000,00 



Finanziamento: 

- Fondo Unico RAS , per Euro 130.000,00; 

- INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VIABILITA' 
COMUNALE 

Importo previsto Euro 170.000,00 

Finanziamento: 

- Fondo Unico RAS , per Euro 170.000,00; 

- LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE CENTRO ABITATO 
Importo previsto Euro 200.000,00 

Finanziamento: 

- Fondi Oneri concess. Edilizie per Euro 100.000,00 
-Fondi R.A.S. per Euro 100.000,00 



- REALIZZAZIONE NUOVO MUNICIPIO 
Importo previsto Euro 1.000.000,00 

Finanziamento: 

- Fondi assunzione Mutuo per Euro 1.000.000,00 



- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI 
Importo previsto Euro 150.000,00 

Finanziamento: 

Fondi Oneri concess. Edilizie , per Euro 100.000,00; 
Fondi Oneri condono edilizio , per Euro 50.000,00; 

- INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI 
Importo previsto Euro 70.000,00 

Finanziamento: 

- Fondi derivanti dalla vendita dei lotti, per Euro 70.000,00; 



- LAVORI DI AMPLIAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI DEL PIANO INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI . 

Importo previsto Euro 250.000,00 

Finanziamento: 

- Fondi derivanti dalla vendita dei lotti, per Euro 250.000,00; 
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II Responsabile del Procedimento 
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